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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 438 

16 Ιουνίου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 

Αριθμ. 1566 

Ο Δήμαρχος Δημητσάνας διακηρύσσει την επιλογή 
αναδόχου, με ανοικτή διαδικασία με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παρ. 4β του ν. 1418/84 και 
άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου 
«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο δ.δ. Ράδου». 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 74.347,52 € και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 43.682,00 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ): 7.862,76 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%): 7.731,71 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Δημοπρατούμενο αντικείμενο): 59.276,47 € 

Αναθεώρηση: 1.200,44 € 

Απολογιστικά: 2.000,00 € 

Φ.Π.Α.: 11.870,61 € 

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του δ.δ. 
Ράδου του Δήμου Δημητσάνης του Ν. Αρκαδίας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της 
αναλυτικής διακήρυξης. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Δημητσάνης του Ν. Αρκαδίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 3.7.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την 3.7.2006, τότε θα διενεργηθεί την 6.7.2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 

6. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας: 
Υδραυλικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 


Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνοψισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β, κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένοιν 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

7. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 1.185,53 € 
(2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, 
οι οποίες θα απευθύνονται στον Δήμο Δημητσάνης και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα παρέχονται όπως 
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ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η 
ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος 
που όμως δε θα είναι μικρότερη των 90 ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

8. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζε¬ 
ται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

9. Το σφραγισμένο έντυπο της Οικονομικής Προσφο¬ 
ράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για 
την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 
2,3,4,5,67,8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθε¬ 
νται από το Δήμα Δημητσάνης, με έδρα τη Δημητσάνα 
Αρκαδίας, πληροφορίες Κ. Σβώλου, τηλ.: 27950 31237 
και ίαχ: 27950 31855. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος 
Δημητσάνης), μέχρι και την Τετάρτη 28.6.2006. Εφόσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ. στα 
γραφεία του Δήμου Δημητσάνης που διεξάγει τον δια¬ 
γωνισμό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 

Δημητσάνα, 13 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 

Αριθμ. 5117 

Ο Δήμος Ραφήνας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό 
για την προμήθεια καινούργιας υπερκατασκευής βυτίου 
λυμάτων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.610 ΕΥΡΩ με 
Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Ραφήνα. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 26η 
Ιουνίου 2006 ημέρα Δευτέρα μέχρις τις 10 η ώρα στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ισόγειο του 
Δημοτικού Καταστήματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνι¬ 
σμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 
950 ΕΥΡΩ. 

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικό συμμε¬ 
τοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2294024444). 

Ραφήνα, 13 Ιουνίου 2006 

Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 

-♦- 

(3) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Αριθμ. 10976/20β2/467 

Ανακοινώνουμε ότι η Διεύθυνση τεχνικών Μελετών και 
Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την κατασκευή του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 
ΣΕΔΟΥΝΤΑ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» που χρηματοδοτείται από 


πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. από το ΕΓΤΠΕ-ΠΡ, 
με αριθμό Διακήρυξης 10962/20β2/467/9.6.2006. 

Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης 

Το έργο θα κατασκευασθεί για την άρδευση της ανά- 
ντη του Πλωμαρίου αγροτικής περιοχής και την επικου¬ 
ρική τροφοδοσία του Δήμου Πλωμαρίου από τα νερά 
του ταμιευτήρα Σεδούντα και περιλαμβάνει: 

Α. Το δίκτυο άρδευσης που αποτελείται ουσιαστικά 
από έναν αγωγό πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς ίδιας 
ονομαστικής πίεσης σε όλο το μήκος του, που θα ξεκι¬ 
νά από τον ταμιευτήρα και θα καταλήγει στο κατάντη 
όριο της αρδευόμενης περιοχής με δύο ενδιάμεσα πι- 
εζοθραυστικά φρεάτια. Οι υδροληψίες θα είναι ενός ή 
δύο στομίων. 

Β.Το κτίριο ταχυδιϋλιστηρίου νερού. 

Γ. Τα Ηλεκτρολογικά έργα που περιλαμβάνουν το 
σύνολο του απαιτούμενου Η/Μ εξοπλισμού, σύστημα 
αυτοματισμού και ελέγχου του ταχυδιϋλιστηρίου καθώς 
και ασύρματη επικοινωνία από την δεξαμενή Πλωμαρίου 
μέχρι το ταχυδιϋλιστήριο. 

Προϋπολογισμός Υπηρεσίας: 1.330.000,00 ΕΥΡΩ (με ΓΕ 
& ΟΕ. Απρόβλεπτες δαπάνες, Αναθεώρηση & Φ.Π.Α.) 

Τόπος έργου: Το έργο θα εκτελεσθεί στην ανάντη 
αγροτική περιοχή του Δήμου Πλωμαρίου Ν. Λέσβου. 

Προθεσμία εκτέλεσης σύμβασης: Περίοδος σε μήνες: 
18 (Δεκαοκτώ) από την ημερομηνία υπογραφής του Ιδι¬ 
ωτικού Συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: βλέπε Διακήρυξη. 

Χρηματοδοτική και Οικονομική Ικανότητα: βλέπε Δι¬ 
ακήρυξη. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ύψους 21.786,00 ΕΥΡΩ 
που θα ισχύει τουλάχιστον για διάστημα διακοσίων δέκα 
(210) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημο¬ 
πράτησης και θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Τεχνικών 
Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου: η χαμηλό¬ 
τερη τιμή Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης παραλαβής Τευχών Δημοπράτη¬ 
σης: 

Μέχρι και την Δευτέρα, 3.7.2006, από τα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουρ¬ 
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οδός Λιοσίων 
210 και Σεράφη 60. 

Συμβατικά τεύχη - τρόπος απόκτησης: 

Η παραλαβή των τευχών από τους ενδιαφερομένους 
γίνεται με την επίδειξη αντιγράφου του εργολαβικού 
τους πτυχίου και αφού προσκομίσουν απλή έγγραφη 
εξουσιοδότηση, και ταυτόχρονα καταθέσουν δύο (2) 
Οϋ κενά που αντιστοιχούν στη δαπάνη αναπαραγωγής 
τους. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 6.7.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο της οδού 
Σεράφη 60 & Λιοσίων 210 του ΥΠ. Αγρ. Αναπτ. & Τρο¬ 
φίμων. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 6.7.2006 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο της οδού Σερά¬ 
φη 60 & Λιοσίων 210 του ΥΠ. Αγρ. Αναπτ. Τροφίμων. 

Οι φάκελοι συμμετοχής θα περιέχουν τα δικαι- 
ολογητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη 
10962/20β2/467/9.6.20 06. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Διακή¬ 
ρυξης στον Ελληνικό Τύπο μετά την 13.6.2006. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 
11:00 π.μ. στα τηλέφωνα 210 8399843 & 210.83998. 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2006 

Ο Διευθυντής 
Θ. ΔΟΛΚΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 

Αριθμ. 11047 

Ο Δήμαρχος Τριπόλεως προκηρύσσει Δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπη¬ 
ρεσίας, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «περί δημοσίων έργων 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 2229/1994, το ν. 2576/1998, το ν. 2940/2001, το 
ν. 3263/2004 και των εκτελεστικών τους π.δ. και Υπουρ¬ 
γικών Αποφάσεων, για την εκτέλεση του έργου: «Αγρο¬ 
τική Οδοποιία - Χαλικοστρώσεις δ.δ. Δήμου Τριπόλεως», 
προϋπολογισμού 104.000,00 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 3 Ιουλίου 2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία του Δήμου Τριπόλεως στην οδό Εθνι¬ 
κής Αντιστάσεως 43. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 10 
Ιουλίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Με¬ 
μονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην τάξη Α1, Α2, 1ης για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 


την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού 
της μελέτης, δηλαδή χιλίων επτακοσίων σαράντα ευρώ 
(1.740,00€). 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμ- 
μετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα εξήντα (60) 
ημερών από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των 
προσφορών. 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 
εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, 
προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υπο- 
χρεούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2, του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Τριπόλεως, στο όνομα 
του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με την 
καταβολή δέκα (10) ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου (τηλ. 2710 - 224127) όλες τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Τρίπολη, 9 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 3239 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής (Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος) της Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας διακηρύσσει την 
επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου 
για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ’ 
αποκοπή τιμήματα (αρθ. 9 π.δ. 609/1985) σε συνδυασμό 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και 
έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης 
για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με τιμές 
μονάδος (αρθ. 7 π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του 
έργου «Προσθήκη αιθουσών στο 4° Δημοτικό Σχολείο 
Κορίνθου». 

7 Ο συνολικός προϋπολογισμός 300.000,00 € και ανα¬ 
λύεται ως εξής: 

Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 188.677,24 

Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 60.960,00 

Αναθεώρηση 2.473,60 

Φ.Π.Α. 47.890,16 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 300.000,00 

3 Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο Δήμος Κο¬ 
ρινθία) ν. 

4 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερο¬ 
μηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δη¬ 
μοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του 
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την 
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ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

5 Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3.7.2006 ημέρα Δευτέ¬ 
ρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας 
(οδός Κροκίδα 2). 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημο¬ 
πρασία κατά την αρχικά οριζόμενη ημέρα θα διενεργη¬ 
θεί την 6.7.2006, ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το 
φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγω¬ 
νισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ 44 
του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας κατατίθεται 
από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε από κοινό 
εκπρόσωπό τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Απα¬ 
γορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων προσφε- 
ρόντων / διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

6 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΣΑΕ ΟΣΚ ΑΕ με την αριθμ 8/74/28.7.2005 
απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. 

7 Εφόσον εφαρμόζεται η επιλογή αναδόχου, με ανοι¬ 
χτή διαδικασία με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών 
που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (αρθ. 9 π.δ. 
609/1985) σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των 
ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των εργασιών που 
αποτιμώνται με τιμές μονάδος (άρθρο 4 παράγραφος 
4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985), δεν 
προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών με 
βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις ή και κοινοπραξίες για έργα 
οικοδομικά και Η/Μ ως παρακάτω: 

1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1η και 2η εντός Νομού τάξη για έργα 
οικοδομικά και στην τάξη Α1, Α2,1ης εντός νομού της 
κατηγορίας των Η/Μ έργων με βάση τις τάξεις που 
ισχύουν με το ν. 2940/2001 και τον ν. 3263/2004. 

2. Προερχόμενες από Κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία περί Δημοσίων Συμβά¬ 
σεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) 
ή Κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνί¬ 
ες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ως εξής: 

2.1. Για Κράτη στα οποία τηρούνται επίσημοι Κα¬ 
τάλογοι Αναγνωρισμένων Εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς, σε τάξεις αντίστοιχες με 
τις αναφερόμενες στην ανωτέρω περίπτωση α και με 
δυνατότητα εκτέλεσης έργων παρομοίων ποιοτικά και 
ποσοτικά με το δημοπρατούμενο έργο. 

2.2. Για Κράτη στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι Κα¬ 
τάλογοι Αναγνωρισμένων Εργοληπτών, εφόσον πληρούν 


τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις των 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της ανωτέρω περίπτωσης 
α και έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια ποιοτικά και πο¬ 
σοτικά με το δημοπρατούμενο έργο Κοινοπραξίες Εργο¬ 
ληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους 
του άρθρου 2 παρ 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Οι καλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορεί να 
συμμετέχουν στη δημοπρασία και σε κοινοπραξία με 
εργοληπτική επιχείρηση της αμέσως ανώτερης τάξης, 
η οποία δεν θα είχε από μόνη της δικαίωμα συμμετο¬ 
χής στη δημοπρασία λόγω κατωτέρων ορίων (εγκύ¬ 
κλιος 6 του ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμ. πρωτ. Δ17α/26/3/ΦΝ 
380/27.2.1996). 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

9. Ζητούνται στοιχεία εμπειρίας σύμφωνα με το άρθρο 
23 παρ. 4, 5, 6, 7 της Διακήρυξης. 

10 Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κα¬ 
τατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστο¬ 
λές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος 
της ΕΈ. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από 
μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού 
ποσού των 4.993,00 € (2%) του προϋπολογισμού, χω¬ 
ρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται 
είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε 
στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα παρέ¬ 
χονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του 
π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει 
προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των 
ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα 
του διαγωνισμού. 

11. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία κατάθεσης της 

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν εξή¬ 
ντα (160) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την 
ημέρα της υπογραφής σύμβασης. 

13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται 
από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης 
Κορινθίας, από όπου θα παρέχονται και οι σχετικές 
πληροφορίες. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δ/νση 
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Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Κορινθίας), εφό¬ 
σον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν 
την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προ- 
σμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την πα¬ 
ραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 
πενήντα (50) ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία του Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/ 
σης Κορινθίας που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2,1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με εφαρμογή των δι¬ 
ατάξεων του ν. 3263/2004. 

Στην παρούσα εργολαβία για την αναθεώρηση εφαρ¬ 
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1418/1984, του 
άρθρου 6 του ν. 2052/1992 και εγκύκλιος 51/Δ17α/02/26/ 
ΦΝ359 Γεν.Δ/νση Διοίκ. και Προγρ. Δ/νσης Νομ. Συντ. και 
Κωδικοποίησης όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. 

Πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία της Δ/νσης 
Τεχν Υπηρεσιών ΝΑ Κορινθίας (τμήμα Προγραμματισμού 
και Μελετών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί¬ 
σκεψης του κοινού έως δύο (2) μέρες πριν τη διεξαγωγή 
της δημοπρασίας στην διεύθυνση Κροκιδά 2, Κόρινθος, 
Τηλ 27410-41481-86, 

Κόρινθος, 13 Ιουνίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ 
-♦- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 

Αριθμ. 1809 

Το δασαρχείο Ξάνθης διακηρύττει ότι θα διενεργήσει 
Ανοικτό τακτικό Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές, για την μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) 
Διαμορφωτήρα-Ισοπεδωτήρα (ΟΒΑΩΕΒ) σύμφωνα με το 
άρθρο 222 του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού κώδικα» και 
το π.δ. 437/1971 «Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτε- 
χνικών Έργων». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γ ραφεία του δασαρχείου Ξάν¬ 
θης την 27η Ιουνίου 2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο¬ 
πής σύμφωνα με τους όρους ταυτάριθμης Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, το περιεχόμενο της οποίας μπορούν 
να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι στα Γ ραφεία του 
Δασαρχείου Ξάνθης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
πλην της ημέρας του διαγωνισμού. 


Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα θα είναι ασύμφο¬ 
ρο ή άγονο, ο Διαγωνισμός επαναλαμβάνεται την 4η 
Ιουλίου 2006 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα 
και με τους ίδιους όρους και χωρίς νέα δημοσίευση 
στον τύπο. 

Ο Δασάρχης 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

Δ.Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Αριθμ. 11583 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 497/18/18.5.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, προκη¬ 
ρύσσει Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια «ΙΑΤΡΟ- 
ΤΕΧΝΟΛΟΠΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπ/σμού 63.010,00 
ευρώ για το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Ο Διαγωνι¬ 
σμός θα διενεργηθεί την 19 Ιουλίου 2006 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00π.μ. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν 
κατατεθεί μέχρι την 18 Ιουλίου 2006 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 14:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες και για την αναλυτική 
προκήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24310- 
35157 Αντίτιμο τεύχους 20,00 ευρώ. 

Τρίκαλα, 9 Ιουνίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΜΑΝΘΟΣ ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ 

-♦- 

Ο) 

Β' Δ.Υ.Π.Ε ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Αριθμ. 1 

Ανακοινώνουμε ότι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας 
Ολύμπου με την υπ’ αριθμ. 8/13.4.2006 (θέμα Ε.Η. Δ/ξεως 
β') απόφαση του Δ.Σ., εγκρίνει την διενέργεια δημόσιου 
ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με 
κριτήριο αξιολόγησης την προσφερόμενη έκπτωση επί 
τοις (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, 
για την ανάδειξη χορηγητών τροφίμων του ΨΝΠΟ. 

Προϋπολογισμός 234.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 24η Ιουλίου 2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του 
ΨΝΠΟ, 25ης Μαρτίου 102,1ος όροφος στην Κατερίνη. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορί¬ 
ζετε η 21η Ιουλίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
13.00 μ.μ., στα γραφεία του ΨΝΠΟ, 25ης Μαρτίου 102, 
1ος όροφος στην Κατερίνη. 

Οι όροι διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου μας, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2351046239). 

Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Κατερίνη, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
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( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 

Αριθμ. 226 

Ο Δήμαρχος ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ προκη¬ 
ρύσσει ότι στις 18.7.2006 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10 
π.μ. εως Ιΐπ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Ασσου-Λεχαίου Κορινθίας και ενώπιον της επιτροπής 
του άρθρου 46 της υπ’ αριθμ. 11389/93 κανονιστικής από¬ 
φασης του ΕΚΠΟΤΑ, θα διεξαχθεί ανοικτός δημόσιος 
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κρι¬ 
τήριο την συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια 
ενός καινούργιου οχήματος πλυντηρίου κάδων απορ¬ 
ριμμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 120/2006 μελέτη 
της ΤΥΔΚ. 

Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα 
Προμηθειών έτους 2006. 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ. 

Ο προ/σμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
176.000, 00 € με το Φ.Π.Α. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφο¬ 
ρούν τα υπο προμήθεια είδη, εγχώριας ή αλλοδαπής 
παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές εταιρείες 
εμπορικές ή κατασκευές ελληνικές ή χωρών της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιημένες κατά 180 9000 για 
κατασκευή ή εμπορία και τεχνική υποστήριξη των υπό 
προμήθεια ειδών. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό 
απαιτείται να κατατεθεί εγγυητική επιστολή 8.800,00 
€ (5% επι της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας). Η 
εγγύηση παρέχεται με εγγυητική επιστολή Τραπεζών 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα καθώς και με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευ¬ 
τές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας 
του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθη¬ 
καν να παρατείνουν την προσφορά τους. Λεπτομέρειες 
των όρων διακήρυξης υπάρχουν στα γραφεία του Δή¬ 
μου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δήμος Ασσου - Λεχαίου Τηλ. 2741086241 και 89500. 

Περιγιάλι, 13 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

Αριθμ. 5454 

Ο Δήμος Τυμπακίου Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει 
ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Μεταφορά 
Απορριμμάτων» με σφραγισμένες προσφορές και συ¬ 
μπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 28/1980 και του Δ.Κ.Κ. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη 200.917,43 ΕΥΡΩ (χωρίς 
ΦΠΑ) και προέρχεται απόΈσοδα, Διατιθέμενη πίστωση 
για το έτος 2006 είναι 108.000,00 ΕΥΡΩ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 6.7.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία του 
Δήμου Τυμπακίου από αρμόδια Επιτροπή. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό 4018,35 
ΕΥΡΩ, με Εγγυητική Επιστολή ανεγνωρισμένης Τρά¬ 
πεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Τυμπακίου. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες 


μέρες και ώρες στα γραφεία ή τον Δήμο Τυμπακίου. 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτούνται τα 
παρακάτω: 

1. Δυνατότητα μεταφοράς απορριμμάτων ημερησίως 
από το Τυμπάκι στην χωματερή Ηρακλείου με πρέσα 
συμπίεσης (Κοντέινερ) 70 κ.μ. ημερησίως, 

2. Τα οχήματα μεταφοράς να διαθέτουν νόμιμη άδεια 
κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που θα αποδεικνύεται από 
την άδεια κυκλοφορίας τους. 

3. Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να είναι ασφαλι¬ 
σμένα. 

4. Είναι απαραίτητη η πληρωμή των τελών κυκλο¬ 
φορίας. 

5. Θα πρέπει να έχει γίνει ο απαιτούμενος τεχνικός 
έλεγχος των οχημάτων μεταφοράς από ΚΤΕΟ. 

6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εναποθέτει 
καθημερινά την πρέσα συμπίεσης στον προκαθορισμέ¬ 
νο χώρο μεταφόρτωσης του Δήμου, ώστε να γίνεται η 
μεταφόρτωση των απορριμμάτων όποτε χρειαστεί. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την καθημερινή μετα¬ 
φορά των απορριμμάτων από το Τυμπάκι στη χωματερή 
του Ηρακλείου, στους Πέρα Γαληνούς. 

8. Οι τυχόν ζημιές και η συντήρηση των οχημάτων με¬ 
ταφοράς θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη τους, 
ο οποίος είναι υποχρεωμένος, σε περίπτωση ζημιάς, να 
αντικαταστήσει το όχημα με άλλο, ώστε να μην υπάρχει, 
πρόβλημα στην μεταφορά των απορριμμάτων. 

9. Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη θα φέρει για οποιαδήποτε 
ζημιά προκληθεί από το όχημα μεταφοράς (Κοντέινερ) 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς εκφόρτωσης και επι¬ 
στροφής στον χώρο φόρτωσης. 

Τυμπάκι, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Αριθμ. 8892 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 84 74100 ΡΕΘΥ¬ 
ΜΝΟ 

ΤΗΛ.: 28310 88333 ΤΕΙΕΡΑΧ: 28310 88313 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μειοδοτικός δια¬ 
γωνισμός μεταξύ Εργοληπτικών εταιριών που έχουν συ- 
σταθεί σύμφωνα με την Νομοθεσία του κράτους μέλους 
της Ε.Ε. κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή κράτους που έχει υπογράψει την Συμ¬ 
φωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, υποβληθεί με το σύστημα προ¬ 
σφοράς, με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παρ. 3δ του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
9 του π.δ. 609/1985, κατά την «ανοικτή δημοπρασία» της 
παραγράφου 2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 υπό τις 
προϋποθέσεις του ν. 3263/2004 και του π.δ. 609/1985 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σή¬ 
μερα και της λοιπής ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας 
για τα Δημόσια Έργα. 

3. Α) ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗς ΕΛΕΓΧΟΜΕ¬ 
ΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. 

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘ¬ 
ΜΕΥΣΗΣ». 

Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 72.436,02 € για δαπάνη 
εργασιών και Γ.Ε. & Ε.Ο. και 11.597,58 € για απρόβλεπτες 
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δαπάνες. Η Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% ανέρχεται στο 
ύψος των 100.000,00 €. 

4. Α) ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των 
προσφορών στην επιτροπή του διαγωνισμού, ορίζεται 
η 3.7.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
κατάθεσης προσφορών). (Η κατάθεση, παραλαβή και 
εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια Συνεδρίαση και 
σε ενιαίο στάδιο). 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στις 3.7.2006 τότε θα διεξαχθεί την 6.7.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη κατάθεσης 
προσφορών). 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται 
μέχρι την Τετάρτη 20.6.2006 από την Τ.Υ. του Δήμου 
Ρεθύμνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος 
υπάλληλος Αλεξάκης Γεώργιος). 

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα 
κατατεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγύηση συντεταγμένη 
στην Ελληνική ποσού 1.681 € (2%) η οποία να έχει εκδοθεί 
από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες μέλη της 
Ε.Ε. το ΤΣΜΕΔΕ κλπ. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Ρεθύμνου και θα είναι χωρίς χρονικό 
περιορισμό ισχύος ή θα πρέπει να ισχύει το λιγότερο για 
διάστημα 90 ημερολογιακών ημερών. 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, 
ορίζεται σε ενάμιση (1,5) μήνα και αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές 
και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου 
αναφέρονται ειδικότερα στην Ε.Σ.Υ. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΩΝ. 

7. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους του Δήμου 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για 
τα έργα αυτά. 

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006:100.000 ευρώ. 

8. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ: 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου καταστεί 
κοινοπραξία, δεν υπάρχει απαίτηση αυτή να λάβει 
κάποια ειδική νομική μορφή. Αρκεί ο ορισμός κοινού 
εκπροσώπου με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 17 και το άρθρο 35 του 
π.δ. 690/1985. 

9. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΠΠ του 
Υ.ΠΕ..ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Κ.Ο.Χ) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται, επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με την Α1 τάξη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 


ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής οχι 
μικρότερο από 25%. 

ε Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ενα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

10. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΥΠΟΨΗΦΙ¬ 
ΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Ο προσφέ¬ 
ρουν δεσμεύεται από την προσφορά του για διάστημα 
εξήντα (60) ημερών μετά την ημερομηνία επίδοσης της 
προσφοράς (ημερομηνία δημοπρασίας). 


Ρέθυμνο, 8 Ιούνιος, 2006 


Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ζ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 

-♦- 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 
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Ο Δήμαρχος του Δήμου Αθαμανίας Νομού Αρτας ανα¬ 
κοινώνει ότι θα γίνει ανοικτή δημοπρασία με σύστημα 
προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τι¬ 
μολογίου της Μελέτης (Άρθρο 4.4.α του ν. 1418/1984 και 
Αρθρο 6 του π.δ. 609/1985) για την ανάδειξη Μειοδότη 
κατασκευής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντο- 
στρώσεις δρόμων ΔΔ. Τετρακώμου», με συνολικό Προ¬ 
ϋπολογισμό 100.800,00 €, χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. και 
της Αναθεώρησης, και 119.952,00 € με τον Φ.Π.Α., σύμφω¬ 
να με την υπ’ αριθμ. 31/2006 Μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ» με το ποσό των 120.000,00 €. 

1. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984 
τα εκτελεστικά αυτού προεδρικά διατάγματα 509/1985, 
472/1985, 171/1987, 286/1994 και τους ν. 2229/1994, 
2940/2001, 3212/2003 και 3263/2004. 

2. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις Δ17α/08/35/ 
Φ.Ν./430/8.4.2003 (ΦΕΚ 469 Β (18.4.2003) και την απόφαση 
Δ17α/02/59/ Φ.Ν.430/8.8.2002 (ΦΕΚ 1081 Β/20.8.2002) του 
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το ν. 3021/ΦΕΚ 143Α/19.6.2002 «Περιορι¬ 
σμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κ.λπ.» γραμμένες 
στο Μ.Ε.Ε.Π. 

2.1. Α2 τάξεως και άνω για έργα οδοποιίας. 

3. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 2.016,00 € που θα 
απευθύνεται στον Δήμο Αθαμανίας. 

4. Ορίζεται σαν όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από 
το οποίο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκο¬ 
μίζει επιπλέον εγγυήσεις κατά την υπογραφή της Σύμ¬ 
βασης, το ΔΩΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ (12%) βάσει του 
άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3263/2004. 

5. Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου την 
3η Ιουλίου του έτους 2006 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ. Ώρα λήξης 
της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 6.7.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (δεν αφο¬ 
ρά περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασίας), χωρίς 
να ακολουθήσει νέα δημοσίευση. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφο¬ 
ρίες κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα από την Τ.Υ.Δ.Κ Αρτας 
και από τα γραφεία του Δήμου Αθαμανίας. 


Ο Δήμαρχος 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΡΑΚΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 

Αριθμ. 2022 

Ο Δήμαρχος Δήμου Εστιαιώτιδας διακηρύσσει ότι 
εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές την εκτέλεση των εργασιών του 
έργου: «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Λόγγου» με το σύστημα 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ημών σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές τιμολογίου 
της υπ’ αριθμ. 250/05 μελέτης, συνολικής κατά του προ¬ 
ϋπολογισμού δαπάνης 210.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., ήτοι 
αξία 176.470,59 ευρώ και Φ.Π.Α. 33.529,41 ευρώ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 του ν. 2372/1996, του 
π.δ. 609/1985 και 171/1987, του ν. 2576/1998 και τις απο¬ 
φάσεις Δ17α/08/16/Φ.Ν.402/98 και Δ17710/85/Φ.Ν.402/98 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., του ν. 2940/2001, τον ν. 3021/19.6.2002 (ΦΕΚ 
143Α/2002) την απόφαση Δ 17α/07/53/Φ.Ν402/16.7.2002, 
τον ν. 3212/2003 και τον ν. 3263/2004. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6η του μηνάς Ιουλίου 
του έτους 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Εστιαι- 
ώτιδας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

- Α2 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
και Α1 τάξης για έργα κατηγορίας Η/Μ - Κοινοπρα¬ 
ξίες στην τάξη Α1 για έργα κατηγορίας, με Α1 τάξης 
για έργα Η/Μ (ή εγγεγραμ. στα Νομαρχιακά Μητρώα 
αντίστοιχης κατηγορίας και προϋπολογισμού), όπως 
τα πτυχία αυτά ισχύουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 2940/2001. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη δη- 
μοπράτησης μέχρι και 2 εργάσιμες μέρες πριν την ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας από τα γραφεία 
του Δήμου, καθώς και το έντυπο προσφοράς. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
3.485,00 ευρώ που θα απευθύνεται προς το Δήμο Εστι- 
αιώτιδας, ήτοι 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης σύμ¬ 
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 

- Δήλωση του ν. 1599/1986 για το άθροισμα των ανε¬ 
κτέλεστων τμημάτων των εργολάβων. 

- Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο για την εξακρίβωση 
της έδρας της επιχείρησης. 

- Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημε¬ 
ρότητας. 

- Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά. 

- Τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη στοι¬ 
χεία. 

Φορέας του έργου είναι ο Δήμος Εστιαιώτιδας με την 
οποία θα υπογράφει η σχετική σύμβαση. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου 
Εστιαιώτιδας τηλ. 24310 - 55411. 

Μεγαλοχώρι, 9 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

Η ΔΕΥΑ Πάτρας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια 
ενός ΡΕΟΤΕΒ ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.000,00 
ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2006 
και 11.30 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 
48,1ος όροφος ). 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 800,00 ΕΥΡΩ, 
σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή 
γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που 
να απευθύνεται στη ΔΕΥΑΠ, 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμε¬ 
τοχής στο διαγωνισμό καθώς και σχετική διακήρυξη 
δίνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ. (τηλ.2610/366-232 
Κων/νος Λυκοκάπης, 2610-366-231 Γεωργ. Γιατρό). 

Πάτρα, 9 Ιουνίου 2006 
Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ 
-♦- 
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ 

Ανακοινώνουμε ότι η Σχολή Ικάρων ΠΑ. διενεργεί Ανοι¬ 
κτό Διαγωνισμό Δ. 01/06 για την ανάδειξη προμηθευτή 
Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων Μαθητών της Σ.Ι. Ακαδη- 
μαϊκού'Ετους 2006-2007. 

• Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή. 

• Προϋπολογισμός δαπάνης με Φ.Π.Α.: 257.000,00 €. 

• Τόπος παράδοσης-παραλαβής: ΣΙ Αεροδρόμιο Τα- 
το'ΐου. 

• Γλώσσα: Ελληνική. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών μέχρι την 
4.7.2006 ώρα 14:00 π.μ. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 5.7.2006 
ώρα 10:00 π.μ. 

Οι Ειδικοί και Γενικοί όροι του διαγωνισμού θα δια¬ 
τίθενται από το Τμήμα Οικονομικού της Σχολής (Τηλ. 
210-8192044-8192040) και πληροφορίες σχετικές με τα 
υπό προμήθεια είδη από τη Σμηναρχία Ακαδημαϊκής 
Εκπαίδευσης. (Τηλ. Προέδρου Επιτροπής Διαγωνισμού 
210-8192166 - Δανιήλ) . 

Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό Τύπο: 
9.6.2006. 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2006 

Ο Υποδιοικητής 
ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 51281/3275 

Ο Δήμαρχος Θεσ/νίκης προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοει- 
δών εργασιών σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στο 
τιμολόγιο και τον πρ/σμό της Υπηρεσίας, με έλεγχο 
ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης για 
την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμογή λωρίδας αποκλει¬ 
στικής κίνησης λεωφορείων στο τμήμα της οδού Β. 
Όλγας από την οδό Αιγαίου έως την οδό Σοφούλη Τ.Π. 
Ο.Α.ΣΘ.», π.δ. 55.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.» 




ΦΕΚ 438 
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Ο διαγ/σμός θα διενεργηθεί την 17 Ιουλίου 2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9:30 -10:00 (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών) στο γραφείο 303 του Κεντρικού Καταστήματος, 
Βενιζέλου 45, 3ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή 
δημοπρασιών. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε (90) 
ενενήντα ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η (πρώτη) τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως από το νομό της 
έδρας τους. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στα οποία τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
θα ανέρχεται σε 900,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την 
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγ¬ 
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.ΔΕ. που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που 
ισχύουν στο Δημόσιο. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης του έργου διατίθενται από τη Δ/νση Κυκλο¬ 
φορίας, οδός Παπαρηγοπούλου 7 (Γραφείο 404). 

Πληροφορίες Σταυρούλα I. Λαζαρίδου, τηλ. 2310/566619. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιεφερόμε- 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι 
και την 12.7.2006. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορη¬ 
γούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για οποια¬ 
δήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορί¬ 
ζεται η 20.7.2006 και ώρα 9:30 - 10:00 π.μ. 

Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 51282 

Ο Δήμαρχος Θεσ/νίκης προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό στις τιμές τον τιμολογίου της μελέτης για 
την εκτέλεση του έργου: «Καθαίρεση διαφημιστικών 
πινακίδων από κοινόχρηστους χώρους και κτίρια», 
π.δ. 69.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 


Ο διαγ/σμός θα διενεργηθεί την 17 Ιουλίου 2006 ημέ¬ 
ρα και και ώρα 9:30’-10:00’ (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών) στο γραφείο 303 του Κεντρικού Καταστήματος, 
Βενιζέλου 45, 3ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή 
δημοπρασιών. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε ένα 
(180) εκατόν ογδόντα ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
οικοδομικών ανεξαρτήτων έδρας. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
πρ/σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του πρ/σμού του 
έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν κα¬ 
λείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον πρ/σμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
θα ανέρχεται σε 1.200,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την 
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγ¬ 
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε. που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που 
ισχύουν στο Δημόσιο. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης του έργου διατίθενται από το γραφείο της 
Δ/νσης Κατ. Αρχ/κών Έργων, οδός Αγγελάκη 13. 

Πληροφορίες Καραμίντζιου Μαρία, τηλ. 2310/296842 
και 2310/296840. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι 
και την 12.7.2006. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορη¬ 
γούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης, 
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Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για οποια¬ 
δήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορί¬ 
ζεται η 20.7.2006 και ώρα 9:30 - 10:00 π.μ. 

Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 
Αριθμ. 630 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας δια¬ 
κηρύσσει την διενέργεια δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με το 
σύστημα προσφοράς, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, 
κατά ομάδες εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
ν. 1418/1984, 2229/1994 και ν. 3263/2004 των εκτελεστικών 
διαταγμάτων π.δ. 472/1985, 609/1985, για την επιλογή 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «συντήρηση-επισκευή 
σχολικών κτιρίων» συνολικής προβλεπομένης δαπάνης, 
σύμφωνα με τον πρ/σμό της μελέτης 60.000,00 ευρώ, 
μαζί με τον Φ.Π.Α., αρμοδιότητας ΤΥΔΚ. 

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τις πιστώ¬ 
σεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 3η Ιουλίου, του έτους 2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00" π.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα Γραφεία της Κοινότητας Ανάβρας Μαγνη¬ 
σίας, από την αρμόδια επιτροπή. Αν για οποιοδήποτε 
σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 3η Ιουλί¬ 
ου, θα διενεργηθεί την 6η Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 π.μ. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με 
τις διατάξεις του με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του 
διατάγματα και το ν. 3263/2004. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις: 

α. εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για 
έργα κατηγορίας οικοδομικών. 

β. προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α1 του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δύο τοις εκατό 
(3%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, δηλαδή 
1.515,00 ευρώ, που θα παρέχεται σύμφωνα με την πα¬ 
ράγραφο 6 του άρθρου 27 του π.δ/τος 609/1985 και θα 
απευθύνεται στην Κοινότητα Ανάβρας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τα σχετικά της 
δημοπρασίας κ.λπ. για σύνταξη και υποβολή προσφοράς 
τους στα Γ ραφεία της Κοινότητας Ανάβρας, τηλ.22320- 
91210, 91382 και της ΤΥΔΚ Μαγνησίας, τηλ. 24210-72865. 

Ανάβρα, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 


( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Αριθμ. 10828 

Ο Δήμαρχος Καματερού ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, μεταξύ προμηθευτών 
του ελεύθερου εμπορίου η προμήθεια ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑ- 
ΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ με κριτήριο 
την συμφερότερη προσφορά βάσει τον διατάξεων του 
ΕΚΠΟΤΑ και του Δ.Κ.Κ.. 

Η υπηρεσία που θα συνάψει την σύμβαση είναι ο Δή¬ 
μος Καματερού με ταχυδρομική διεύθυνση Α. Φυλής 54 
- 134 51 - Καματερό και τηλέφωνο 23 84 500. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Ιουλίου 
2006 με ώρα λήξης την 11.30 π.μ. στα γραφεία του Δήμου 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Η προμήθεια έχει προυπ/σμό 117.500 € (πλέον 19 % 
ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με 
110.000 € και από δημοτικούς πόρους με 39.825 € και 
βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης του 2006. 

Για την συμμετοχή στην δημοπρασία οι διαγωνιζόμε- 
νοι θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5.875 € 
σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

1. Ελληνες και αλλοδαποί προμηθευτές. 

2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά. 

3. Συνεταιρισμοί. 

4. Ενώσεις προμηθευτών. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου στο τηλέφωνο 23.84 500. 

Καματερό 13 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 1804 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας διακηρύττει 
ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1986 καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παραγρ. 4β του ν. 1418/1984, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 
και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το 
οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το 
π.δ. 609/1985 και τον ν. 2229/1994, ως επίσης και των Δι¬ 
αταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν 
σε εκτέλεση του ν. 1418/1984, του ν. 2940/2001 καθώς και 
του ν. 3212/2003 καθώς και του ν. 3263/2004 και όποιων 
άλλων διατάξεων ήθελαν ισχύσει από την ημερομηνία 
δημοπράτησης του έργου: 

«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗ¬ 
ΜΑ ΠΟΝΤΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ» προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 
2.100.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 19%) (ήτοι 
συνολικό ποσό για δημοπραιηση 1.693.577,31 ΕΥΡΩ (εκ 
των οποίων 1.369.387.30 ΕΥΡΩ για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 324.190,01 ΕΥΡΩ για έργα κατηγορίας 
Η/Μ), χωρίς αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α). 

Δαπάνη Αναθεώρησης: 71.128,57 € Φ.Π.Α. 335 294,12 € 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν εφαρμογής 
του ν. 3263/2004 και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή. 
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Το έργο θα κατασκευαστεί στο επαρχιακό οδικό δί¬ 
κτυο, τμήμα Πόντι - Βασιλική, του Νομού Λευκάδας. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Γ' Π.Ε.Π. Ιονίων 
Νήσων (75% ΕΤΠΑ και 25% Εθνική συμμετοχή). 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευ¬ 
κάδας (Καραβέλα 24) την 26η του μηνός Ιουνίου του 
έτους 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης αποδοχής 
προσφορών η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενερ- 
γηθεί την ημέρα αυτή, τότε αναβάλλεται για την ίδια 
ώρα την επομένη εργάσιμη Πέμπτη δηλαδή την 29η του 
μηνός Ιουνίου του έτους 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
λήξης αποδοχής των προσφορών η 10:00 π.μ. χωρίς την 
υποχρέωση ειδοποίησης από την Αναθέτουσα αρχή. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 
(365) ημέρες. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα καταθέσουν φάκελο 
προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την 
προσφορά τους και ταχυδρομικά. Δεν γίνονται δεκτές 
προσφορές για τμήματα του έργου ή εναλλακτικές 
προσφορές. 

Στην διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία μεταξύ των 
εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η ή 3η τάξη για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας ή στην 4η τάξη με έδρα το Νομό 
Λευκάδας ή δεύτερο Νομό που δηλώνεται στο ΜΕΕΠ 
για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και στην 1η ή 2η τάξη 
για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) ή 
στην 3η τάξη με έδρα το Νομό Λευκάδας ή δεύτερο 
Νομό που δηλώνεται στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ). 

Επίσης γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις ανωτέρω αναφερό- 
μενες τάξεις για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σε κοινο¬ 
πραξία με Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένων 
στην Α2 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Ηλεκτρο- 
μηχανολογικών (ΗΜ), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Επίσης, θα γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
και αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών μελών 
της Ε.Ε., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
όπως και κατασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. που 
έχουν τα ουσιαστικά προσόντα σε όσες περιπτώσεις αυτό 
προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, όπως 
καθορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 21 της Διακήρυξης. 

Ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του για 
χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε Δημόσια 
Συνεδρίαση την ίδια μέρα του διαγωνισμού, όπως και ο 
πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των οικονομικών προσφορών τουλάχιστον των δέκα 
πρώτων κατά σειρά μειοδοσίας. Αν δεν γίνει δυνατή η 
ολοκλήρωση του ελέγχου λόγω πληθώρας προσφορών, 
η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες 
εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή 
της σε μέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλ¬ 
ληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 
33.872,00 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και θα 
απευθύνεται προς τη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ. 


Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Λευκάδας στα τηλέφωνα 26450 21719 & 
26450 21721 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και δύο 
(2) ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα 
διατίθενται από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Λευ¬ 
κάδας. 

Λευκάδα, 6 Ιουνίου 2006 

Ο Αντινομάρχης 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΛΕΝΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 2379 

1. Ο Νομάρχης Λακωνίας διακηρύσσει την επιλογή 
αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ. 2α του ν. 1418/1984 και το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 
για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΓΛΕΖΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΗΣ». 

2 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 30.000,00 € 

Στον προϋπολογισμό αυτό, περιλαμβάνονται απρό¬ 
βλεπτα ύψους 3.287,11 €, ποσό για αναθεωρήσεις 8,91 €, 
και ΦΠΑ 4789,92 €. 

Ο προϋπολογισμός (με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) 
αφορά: 

Έργα οδοποιίας: 25.201,17 € 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερο¬ 
μηνία αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους 
της αναλυτικής διακήρυξης. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας οδός Όθωνος Αμα¬ 
λίας και Παλαιολόγου στη Σπάρτη. Ως ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγω¬ 
νισμό, ορίζεται η 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006, τότε θα διενεργηθεί 
την 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

5. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων ανάλογης δυναμικότητας για έργα ΟΔΟΠΟΙΙ¬ 
ΑΣ όπως ορίζεται στην διακήρυξη, καθώς και αντίστοιχες 
επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

6. Η εγγύηση συμμετοχής είναι 504,02 € και απευθύνεται 
είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου 
και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην διακήρυξη. 

7. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημο¬ 
πράτησης, χορηγούνται από τον Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών στη Σπάρτη, οδός των 118 αρ. 37, Τ.Κ. 23100, 
τηλ. 2731026287, μέχρι την 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ημέρα Δευ¬ 
τέρα, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, το αργότερο εντός 
της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. 

Σπάρτη, 8 Ιουνίου 2006 
Ο Νομάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 
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ΔΥΠ.Ε ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Αριθμ. 10625 

Ανακοινώνουμε ότι ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ διαγωνι¬ 
σμός για την προμήθεια: ΕΝΤΥΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΕ 1208- 
1800 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000 € ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΕΙΔΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΚΑΕ 1208-06000 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000 
€ ΣΥΜΠΕΡ. ΤΟΥ Φ.Π.Α για το Νοσοκομείο για ένα (1) 
έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 394/1996 και 
με κριτήριο της κατακύρωσης η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ η 
διενέργεια του οποίου είχε ορισθεί για την 22.6.2006, 
μετατίθεται με την ΓΔ 1270/6.6.2006 απόφαση του Δι- 
οικητού του Νοσοκομείου και ΟΡΙΖΕΤΑΙ ύστερα από 
κανονική προθεσμία για την 26.9.2006 ημέρα ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ 
ΩΡΑ 11:00 π.μ. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
όρων της Διακήρυξης από το γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου (τηλ. 26410 57333/εσωτ. 219 Δ/νση: Τέρμα 
Κόκκαλη - Αγρίνιο. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται έναντι 15 € 
πλέον ταχ. Εξόδων ή με αντικαταβολή στο ταμείο του 
Νοσοκομείου μετά την 22.8.2006. 

Αγρίνιο, 13 Ιουνίου 2006 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΚΙΑΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΑΞΙΟΥ 

Αριθμ. 61 

Η ΔΕΥΑΚ Αξιού προσκαλεί τους ενδιαφερομένους σε 
ανοικτή δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης τη συμ- 
φερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπ. 
Ανάπτυξης «Περί εφαρμογής ΕΠΠ 2006» και την ισχύου- 
σα νομοθεσία που διέπει μη εξαιρούμενες προμήθειες 
φορέων Ο.Τ.Α., Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί ΕΚΠΟΤΑ 
για την: «Προμήθεια ενός (1) καινούριου Απορριμματο¬ 
φόρου Οχήματος χωρητικότητας 16.0 κμ», προϋπολο¬ 
γισμού 160.000,00 € (με το ΦΠΑ), σύμφωνα με την αρ. 
μελ. 347/2005 που εκπόνησε η ΤΥΔΚ Θεσσαλονίκης. Η 
προμήθεια χρηματοδοτείται από Ιδιους Πόρους 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 6 Ιουλίου 2006 ημέρα 
Πέμπτη στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αξιού που 
εδρεύει στο Δ.Δ. Κύμινων (στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ) από 
την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ και του ν. 2286/1995. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ελληνική Γλώσσα. 

Ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα κα¬ 
ταθέσουν εγγυητική επιστολή έξι χιλιάδων και τριακοσί- 
ων δέκα ΕΥΡΩ (6.310,00 €) εκδιδόμενη από Τράπεζα που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενη 
από επίσημη μετάφραση της στην ελληνική προς τη 
ΔΕΥΑΚ. Η προσθεσμία για την παράδοση της προμή¬ 
θειας ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες. 

Σε περίπτωση ττου για οποιαδήποτε αιτία αναβληθεί 
ο διαγωνισμός, αυτός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
10 Ιουλίου 2006, την ίδια ώρα χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Κάθε άλλη λεπτομέρεια περιέχεται στη διακύρηξη και 
σε όλα τα στοιχεία και τεύχη της προμήθειας, όπου οι 


ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν στα γρα¬ 
φεία της ΔΕΥΑΚ αρμόδιος: ΤσαρούχαΈλενα ή Αποστο- 
λίδης Ιωάννης στα Τηλ. 2391041655, 23910 41205. 

Κύμινα, 14 Ιουνίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΩΤΤΑΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΑ 

Αριθμ. 2229 

1. Ο Δήμαρχος Αυλώνα προκηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ-βόλευ-τένις», προ¬ 
ϋπολογισμού 118.000,00 €, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)και 
κατά το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί 
εκτέλεσης έργων. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 
και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμά¬ 
των και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεση τους και τους όρους της διακήρυξης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους Ο.Τ.Α. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3.7.2006 ημέρα Δευτέρα 
στα Γ ραφεία του Δημ. Καταστήματος Δήμου Αυλώνα με 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία θα διενεργηθεί 
στις 10.7.2006 ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης παραλαβής 
των προσφορών την 10:00 π.μ. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργολ. Επιχειρήσεων 
που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν 
στην τάξη Κ/ΞΙΕΣ Α1, Α2,1η (εντός νομού έδρας) για έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ- Κ/ΞΙΕΣ Α1, Α2,1η (εντός νομού έδρας) για 
έργα ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ-Κ/ΞΙΕΣ Α1, Α21η (εντός νομού έδρας) 
για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ σύμφωνα το άρθρο 
21 της Αναλ. διακήρυξης. 

4. Σαν μέγιστος χρόνος εκτέλεσης του έργου καθο¬ 
ρίζεται ο χρόνος των (180) εκατόν ογδόντα ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 1.966,28 ΕΥΡΩ (2% επί του δημοπρατούμενου 
ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Αυλώ¬ 
να και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ, συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει 
στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να 
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη 
των 90 η μερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. 

6. Το έγγραφο της Υπηρεσίας, για την υποβολή προ¬ 
σφοράς μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης θα χορηγείται 
από το Δήμο Αυλώνα, μέχρι και την 30.6.2006 και κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00-13.00 με την αντι¬ 
καταβολή ποσού 20,00€. 

7. Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Αυ¬ 
λώνα και στα τηλ. 2295-0-41264,42212.(3) 

Αυλώνας, 14 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΥΡΜΑΣ 
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